 H O T A R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Hotarârii Guvernului nr 811/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltare si modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni" Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, Având în vedere: - Expunerea de motive nr 6900 din 10 09 2007 a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita Examinând: - Raportul nr 6769 din 04 09 2007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice; - Raportul nr 7063 din 14 09 2007 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura si dezvoltare regionala; În conformitate cu: - prevederile Hotarârii Guvernului nr 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrarii Europene a asistentei tehnice pentru pregatirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art 91, alin (3), lit f) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata; - prevederile Legii nr 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul art 97 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, H O T A R A S T E: Art 1 Se aproba documentatia tehnico - economica Studiu de Fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltare si modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni", cu principalii indicatori tehnico - economici: - valoare totala a investitiei: 2 549 499,96 lei; din care C +M: 2 191 323, 79 lei; - suprafata construita: 308,5 mp; Art 2 Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judetean Ialomita vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri, care va fi comunicata prin grija secretarului judetului PRESEDINTE , Contrasemneaza, Secretarul judetului Vasile Silvian CIUPERCA Constantin STOENESCU Nr 52 Adoptata la Slobozia Astazi 14 09 2007 